 H O T A R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drum judetean DJ 212 Tandarei - Fetesti km 83+075-100+915 si Mihail Kogalniceanu - DN 2A 68+295 -72 +182( etapa II)'' Consiliul Judetean Ialomita, Având în vedere: - Expunerea de motive nr 5420 din 18 07 2008 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita; Examinând: - Raportul nr 5360 din 16 07 2008 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice; - Raportul nr 5504 din 21 07 2008 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura si dezvoltare regionala; - Raportul nr 5508 din 21 07 2008 al Comisiei economico - financiara, protectia mediului si turism; În conformitate cu: - prevederile art 91 alin (3) lit f) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; - prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul art 97 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E : Art 1 Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ 212 Tandarei - Fetesti km 83+075-100 + 915 si Mihail Kogalniceanu - DN 2A 68+295-72+182 (etapa II)", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu urmatorii principali indicatori tehnico - economici: - valoare totala a investitiei: 35 907 504 lei, din care C + M: 30 422 623 lei ; - lungime : 21,727 km; - durata de realizare a investitiei: 4 ani Art 2 Prezenta hotarâre va fi comunicata Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice si Directiei Buget Finante, spre aducere la îndeplinire, prin grija Directiei Coordonare Organizare PRESEDINTE, Contrasemneaza Vasile Silvian CIUPERCA Secretarul judetului, Constantin STOENESCU Documentatia se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita Nr 43 Rd /Oc Adoptata la Slobozia IL/IL Astazi 22 07 2008 2 ex 